
ACTA DE ENTREGA RECEPCI6N DE OBRA 
EMPRESA-MUNICIPIO 




SarTtdao 

JAHILTEPEC 

GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 


EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE OAXACA, 
SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA; EL C. ILLAIR 
SANCHEZ MORENO, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V.; E INTEGRANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC LOS CC. CECILIA RIVAS MARQUEZ, ING. AURELIO LOPEZ SORIANO, LIC. BLANCA GIL GARCIA, C. 
FERNANDO JESUS AVILA CISNEROS, LIC. JOS^ MANUEL MARTINEZ BAUTISTA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCI6N DE LA 
OBRA "CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REG. DE 6.0 X 8.0 MTRS. EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE: 
20DPR2648L". 

UBICACION : 


ESTADO; 020 

REGlbN. 02 

MICR0REGI6N: 27 

DISTRITO: 21 

MUNICIPIO: 467 

LOCALIDAD; 001 

DATOS GENERALES 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
RUBRO: 

OFICIO DE AUTORIZACibN: 
OFICIO DE N0TIFICACI6N: 

descripciQn del PROYECTO: 


OAXACA 


COSTA 


COSTA 


JAMILTEPEC 


SANTIAGO JAMILTEPEC 


SANTIAGO JAMILTEPEC 


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2019. 


RAMO GENERAL 33 


MSJ/467/FIII/013/2019 


FECHA: 20 DE JULIO DE 2019 


MSJ/467/FIII/013A/2019 


FECHA: 20 DE JULIO DE 2019 


CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, ADHERIDOS Y 
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 


RUBRO: EDUCACION 


SUBCLASIFICACION: PRIMARIA (AULAS 


MODALIDAD DE EJECUCI6N : CONTRATO 


FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 29/07/2019 


FECHA PROGRAMADA DE TERMING: 21/09/2019 


FECHA DE INICIO REAL: 29/07/2019 
METAS ALCANZADAS: 


48.00 


M2 


FECHA DE CONCLUSION: 21/09/2019 
BENEFICIARIOS: 25 


ALUMNOS 


ESTRUCTURA FINANCIERA 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE EJERCIDO 

SALDO 

RAMO 33 FONDO III 

$425,000.00 

$425,000.00 

$0.00 

RAMO 33 FONDO IV 




RAMO 28 




APORTACI 6 N FEDERAL 




BENEFICIARIOS 




OTROS 




TOTAL 

$425,000.00 

$425,000.00 

$0.00 


LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINOS PROGRAMADAS. 

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QU 
ENqippi^ TERMINADA Y FUNCIONANDO P»A«U^DO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFI' 


Pw 


VERSION EJERCIDA, Y E: 



ypESPONSABLE DE SU OPERACI 6 N, CONSERVACION Y MANTEI 


PRESIDE 
WUMiCI 

Mp'O. iofffjago 
JamilTfpec, 
Otto. )om!!'-peCi 
202 i 




SINDICATUR 
MUNICIPAL 
Mp/o. Santiago 
jamiltepec, 
Otto. Jamiltepec, 
Oox. 2019 >2021 


TESORERlA 

MfOo. Santiago 
Jamiltepec, 
'’tto Jamiltepec, 

ms • 2021 


RESiDURlAOE 
OBRAS FOBLICAS 
Mpfo. Santsogo 

JaniUtepttc, 
0tt. ■ 

i02i 










































ACTA DE ENTREGA RECEPCI6n DE OBRA 
EMPRESA-MUNICIPIO 


€ >anttago 

ULTEPEC 

GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA FOR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA 
DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. 

RESPONSABLE DE SU EJECUCibN 


CONTRATISTA : PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A, DE C.V. 

ADMINISTRADOR UNICO ; C. ILLAIR SANCHEZ MORENO 
R.F.C: PYC101220GR1 

% 

DOMICILIO: CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, NUMERO EXTERIOR: 505,NUMERO INTERIOR: 
B-1, COL.CENTRO, OAXACA DE JUAREZ , OAXACA C,P,68000 



Dtto. Jcmiltepf’C; 

Oor. 70^$- ;t02i 













